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الفصل 2.1 ... 57 
ان 
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1 صلاحيات المهندس: !6201116 211 01 11011615 أنا4 
يعد المهندس وممثلوه الذين تعهد إليهم الإدارة بمسؤولية المراقبة والإشراف على تنفيذ الأعمال 
ممثلين عنها في مراقبة كل ما يتعلق بصحة تطبيق أحكام العقد وتنفيذ المخططات والمواصفات الفنية 
والتعليمات التي تصدرها إلى المقاول أثناء العمل. 

يبت المهندس في جميع المسائل المتعلقة بجودة وقبول المواد المقدمة والأعمال المنجزة ومدى 
مطابققها للمواصفات والشروط والمسائل المتعلقة بمعدل سير العمل وتنفيذ العقد. 

- للمهندس صلاحية وقف العمل كلياً أو جزئيآ بسبب تخلف المقاول عن تصحيح الأوضاع غير المأمونة 

بالنسبة إلى العمال أو المواطنين: أو تخلفه عن تنفيذ أحكام العقد أو الأوامر. كما يحق للمهندس وقف 
العمل طوال الفترات التي يراها ضرورية بسبب سوء الأحوال الجوية أو لأي وضع في مصلحة الإدارة. 
- يحق للمهندس أن يأمر بتأحيل أو تعجيل إنجاز أجزاء من العمل وأن يقرر الترتيب الذي يجب اعتماده في 
متابعة العمل وذلك من أجل تأمين الحماية الكافية للأرواح والأعمال وتأمين حركة المرور بشكل أفضلء 
وكذلك لضمان إنجاز العمل في تاريخ مبكر في حال اشتراك اكثر من مقاول واحد فيه. ويكون قرار المهندس 
نهائياً وله السلطة الإجرائية لتنفيذ وتطبيق القرارات والأوامر التي تخلف المقاول عن تنفيذها على الفور. 
- عند إصدار المهندس أي موافقة 1 شهادة أو قبول أو اختبان أو عند إصدار أية تعليمات: أو عند قيامه بأي 
اقتراح أو تدقيق أو طلب أو اختبار أو قيامه بأي إجراء آخر ممائثل (بما في ذلك إغفال عدم الموافقة) فإن 
ذلك لا يعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب أحكام العقدء بما في ذلك المسؤولية عن الأخطاء 
أو الإغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط. 
- لا يحق للمهندس إعفاء المقاول من أي من الواجبات أو الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى العقدء ولا أن 
يأمر بإحراء أية أعمال يترتب عليها تأخير أو دفع مبالغ إضافية دون موافقة الإدارة. 
1 واحبات ممثل المهندس: 5ع1غناط /انأهألاعكع امع و“أعع م أووع عل 
- يجب على ممثلي المهندس المعينين منٍ قبله مراقبة تنفيذ جميع الأعمال والمواد المقدمة. ويمكن أن 
تمتد هذه المراقبة إلى العمل كله أو إلى أي جزء منه؛. وإلى تحضير المواد المراد استعمالها وتركيبها أو 
صنعها. 


- ليس لممثل المهندس صلاحية إصدار تعليمات تتناقض مع المخططات والمواصفاتء ولا العمل كرئيس 
عمال لدى المقاوك. 
1 التقصير في تنغيذ أوامر المهندس: 
5 واعع ل أووط عط اغالا لاأمهوره6 6 عننانوةط 
- على المقاول أن ينفذ فوراً جميع الأوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ إليه من قبل المهندس. أما إذا رأى 
المقاول أن هذه الأوامر تشكل تجاوزاً على حدود واجباته المفروضة عليه بموجب العقد. فعليه أن يقدم 
اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر أو التعليمات خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغها إليه 
تحت طائلة عدم القبوك. 
- في حال تقصير المقاول في تنفيذ أمر إزالة الأعمال المرفوضة الصادر إليه من المهندسء. يحق للإدارة 
استخدام أشخاص آخرين ودفع أجوزهمز للقيام بالعمل الذي يتضصمنه الأمر. ويجب أن يتحمل المقاول جميع 
النفقات الناجمة عن ذلك او المترتبة عليه: وللإدارة أن تسترد منه هذه النفقات بحسمها من أية أموال 
مستحقة له أو قد تصبح مستحقة له. 
1 مرافق حهاز الإشراف: 5ه1151أع82 و'اعع7أودع عط 
1 وصف العمل: 
تتألف مرافق جهاز الإشراف من المكاتب ومختبر المشروع وغرفة استراحة ومطبخ: ٠‏ وبتم إنشاؤها وتأثيثها 
وفقاً للشروط الخاصة أوحبينت تعليمات المهندس. وتشمل المرافق كافة الشبكات والخدمات والمعدات 
والطرق المؤدية إليها وشبكة إنارة الموقع. ويجب أن تكون هذه المرافق مطابقة من جميع النواحي 
للأنظمة والتعليمات الحكومية والبلدية فيما يتعلق بمراعاة الأصول الفنية والصحية. وتكون تكلفة المرافق 
المذكورة على حساب المقاول محملة على بنود الدفع الأخرى الواردة في جدول الكميات ما لم تنص 
المواصفات الخاصة على خلاف ذلك. 
001 متطلبات عامة: 
يجب أن تكون مرافق جهاز الإشراف محددة في المخططات ومعتمدة من المهندس بحيثت تكون غير معرضة 
للفيضانات أو الأضرار الطبيعية الأخرى المتوقعة. ويجب أن لا يقل الحد الأدنى من مساحة الأرض اللازمة 
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لإقامة مرافق جهاز الإشراف عن 3000 م ما لم تنص المواصفات الخاصة على خلاف ذلك. ويجب أن يكون 
المقاول مسؤولاً عن تأمين هذه الأرض في حال عدم تقديمها من قبل الإدارة. 
وما لم ينص في جدول الكميات أو في المواصفات الخاصة على اعتبار "مرافق جهاز الإشراف", بمثابة 
مرافق مؤقتة. فإن جميع المباني والمعدات الثابتة تصبح ملكا للإدارة عند إنجاز المشروعء لذلك يجب على 
المقاول صيانتها للمحافظة عليها في حالة جيدة إلى حين الاستلام النهائي للمشروع. 

- يمكن أن تنص المواصفات الخاصة على تقديم مرافق المعيشة في غرف المشدرافه وسكن للعائلات تبعآ 
للحجم المتوقع لجهاز الإشراف. 
- يكون الحسم المترتب على عدم إنجاز مرافق جهاز الإشراف خلال المدة المحددة في العقد من تاريخ 
تسليم الموقع المخصص للمرافق على شكل مبلغ يحدد في شروط العقد الخاصة عن كل يوم تاخير. 
- يجب على المقاول تقديم مخططات المرافق إلى المهندس لاعتمادها بما فيها التفاصيل والمواصفات 
لجميع شبكات الكهرباء والماء والمجاري وغيرها سواء تضمنت إضبارة المشروع جزءاً منها أو لم تتضمن. 
- خلال الفترة الواقعة بين تاريخ أمر المباشرة وتاريخ إنجاز مرافق جهاز الإشراف. يجب على المقاول أن يوفر 
لجهاز الإشراف مرافق متنقلة معتمدة أو مرافق مؤقتة خاصة تبعآ لطبيعة العمل الجاري تنفيذه وحسب 
أعمال المعاينة والاختبارات المطلوبة؛. وذلك وفق تعليمات المهندس. ولن يسمخح للمقاول بمباشرة العمل أو 
استلام قيم الكشوف الشهرية إلا بعد توفير مرافق ملائمة لجهاز الإشراف للتمكن من معاينة واختبار ذلك 
العمل. 
02.1 .3 تفاصيل المنشآت: 
يجب أن تكون جميع المنشآت الثابتة والمؤقتة مطايقة للمخططات والشروط الفنية المحددة. وفي حال عدم 
وجود مواصفات قياسية لهذه المنشاآت فيجب أن تكون وفق الشروط والمواصفات الفنية العامة لتنفيذ 
المباني (الصادر عن وزارة الإنشاء والتعمير) أو حسب الأصول القياسية المتبعة, وأن تنفذ بالكيفية التي 
يراها المهندس 
و يجب على المقاول تسليم جميع مفاتيح الأقفال إلى المهندس. 
1 المرافق والخدمات: 
1 الكهرباء: 

- يجب على المقاول تميق الكهرباء بشكل مستمر طوال مدة العقد لجميع مرافق جهاز الإشراف 

وشبكة إنارة الموقع العام سواء كان المصدر من الشبكة العامة أو من مولدة كهربائية. وعليه في هذه 
الحالة تركيبها وتشغيلها وصيانتها لتكون جاهزة للعمل في مرافق الإشراف فقط. 
1 خطوط الهاتف والفاكس: 
يحدد في المواصفات الخاصة نوع وسائل الاتصالات اللازمة من هاتف وفاكس وغير ذلك. 
1 شبكة ومصردر المياه: 
1 عام: ٍ 
يجب على المقاول أن يؤمن ويصون شبكة لتزويد مرافق جهاز الإشراف بمياه الشرب والمياه اللازمة 
للاستعمال الشخصي بشكل متواصل. ويتم تنفيذ واختبار هذه الشبكة وفق الشروط والمواصفات الفنية 
العامة لتنفيذ المباني (الصادر عن وزارة الإنشاء والتعمير)ء أو حسب ما يراه المهندس. كما يجب اختبار 
مصدر هذه المياه للتأكد من نقاوته من وقت إلى آخر على نفقة المقاوك. 
2 الخزان وشبكة التوزيع: 
يجب أن يكون الخزان العلوي ذا حجم وضغط كافيين وفق المخططات المعتمدة من المهندس. وعلى 
المقاول أن يقدم إلى المهندس مخططات وتفاصيل شبكة توزيع المياه العائدة إلى مرافق جهاز الإشراف 
للموافقة عليها. ويجب أن تتضمن المخططات تفاصيل الخزان ومخططات تمديد الأنابيب وأبعاد الأنابيب وغير 
ذلك. بحيث تكون مستوفية للشروط الأساسية المحددة في المواصفات العامة ما لم تنص المواصفات 
الخاصة على خلاف ذلك. 
1 التخلص من الفضلات والقمامة: 
1 عام: 
يجب على المقاول أن يقوم بتهيئة وصيانة ما يكفي من الحفر الفنية مع شبكة مياه المجاري؛ ويتم 
تنفيذها واختبارها وفق الشروط والمواصفات الفنية العامة لتنفيذ المباني (الصادر عن وزارة الإنشاء 
والتعمير)ء أو حسب ما يراه المهندس. 
وعليه أيضاً أن يؤمن خدمة إزالة الفضلات والقمامة مرة واحدة يومياً على الأقل. 
2 شبكة المجاري: 
يجب أن يقدم المقاول إلى المهندس للموافقة مخططات وتفاصيل لشبكة مجاري ملائمة بحيث تكون 
مطابقة للشروط والمواصفات الفنية العامة لتنفيذ المباني (الصادر عن وزارة الإنشاء والتعمير). ويجب اختبار 
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الشبكة تحت إشراف المهندس وإصلاح كل ثقب تتسرب منه المياه واختبار الشبكة من جديد للموافقة 
عليهاء ولا يقبل تغليف الوصلة الراشحة بالخرسانة على أنه إصلاح. 
كما يقوم المقاول باتخاذ التدابير المؤقتة التي قد تكون مطلوبة للتخلص من المواد الكيماوية أو الوقود أو 
الشحوم أو المواد الخرسانية أو فضلات الأتربة الزائدة. دون أن يسبب تلوث الموقع أو البيئة المحيطة. 
ويبقى المقاول في كل الأحوال مسؤولاً عن كل ضرر أو تلوث بيئي ينجم عن إهماله أو عدم اكتراثه 
بالمحافظة على البيئة. حتى لو نتج الضرر بعد انتهائه من مان المشروع. 
1 السلإنشاءات الإضافية : 1 : 
يجب تنفيذ الإنشاءات الإضافية المختلفة وفقاً للمخططات أو حسب تعليمات المهندس وأهمها: 
- مظلة السيارات. 
- إنارة الموقع العام. 
- سياج حول مجمع المرافق. 
الممرات الخرسانية. 
- السطوح الحصوية. 
- المصدات الخرسانية. 
أعمال التسوية. 
1 تجهيزات المباني: 
يجب على المقاول تجهيز المباني العائدة لجهاز الإشراف بالتجهيزات الدائمة والمؤقتة اللازمة والمحددة في 
المواصفات الخاصة بموافقة المهندس. وتبقى التجهيزات الدائمة كجزء من المباني الثابتة عند تسليمها 
إلى الإدارة: أما التجهيزات المؤقتة (الأدوات الكهربائية والأثاث والمفروشات) فيجب إزالتها من المباني 
الدائمة قبل تسليم المباني إلى الإدارة. 
1 معدات الإطفاء: 1 
يجب أن يزود كل مبنى بطفاية حريق على الأقل جاهزة للاستعمال يشكل دائم. ويجب أن تكون هذه 
الطفايات من النوع الملائم لمكافحة جميع انواع الحرائق. كما يجب ان يزود كل مطبخ بطفاية وبطانية 
لمكافحة الحريق ويقوم المقاول بصيانتها بحيث تكون جاهزة للاستخدام الفوري. 
1 تجهيزات الإسعافات الأولية: 
يجب على المقاول أن يوفر تجهيزات الإسعافات الأولية المناسبة وأن تكون متاحة للاستخدام دون تكاليف 
إضافية, وتحدد وثائق المشروع مدى هذه الخدمات والتجهيزات المطلوية مع مراعاة شروط الوقاية والسلامة 
العامة. 
1 أحجهزة تسجيل الأحوال الجوية : 
يجب على المقاول أن يقدم ويصون في حالة صالحة للعمل الأجهزة الضرورية وملحقاتها التي يستعملها 
المهندس في تسجيل المعلومات عن الأحوال الجوية طوال مدة العقد. ويجب تركيب هذه الأجهزة وفقآ 
لتعليمات الجهة الصانعة في الموقع الذي يحدده المهندس. ويجب أن تكون هذه الأجهزة من النوع 
المستعمل في الأغراض المهنية المعتمدة من قبل المهندس وترفق بها كاتالوجات التشغيل الصادرة عن 
الجهة الصانعة. أما الأجهزة المطلوبة فهي: 

- مقياس الهطول المطري. 
- مقياس لسرعة الريح . 
-. مقياس لتسجيل درجات الحرارة. 
- مقياس الرطوبة النسبية. 
وإذا لم يتمكن المقاول من إبدال أو إصلاح الأجهزة المبينة أعلاه خلال أسبوع واحد؛ فعليه أن يقدم أجهزة 
احتياطية بديلة أو قطع غيار حسب الحاجة. 
1 الصيانة والخدمات: 
١1‏ الصيانة: 
يجب على المقاول توفير الصيانة الكاملة والمتواصلة لمرافق المهندس خلال مدة تنفيذ العمل . وتكون 
تكاليف الصيانة محملة على بنود الأعمال الواردة في الكشف التقديريء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 
1 الخدمات والنقل: 
يجب على المقاول توفير عامل متفرغ على مدى 24 ساعة وسائق مع ميكرو باص لتقديم الخدمات لعناصر 
جهاز الإشراف أثناء النهار. ما لم تنص المواصفات الخاصة على خلاف ذلك. كما يلتزم المقاول بتعيين 
حارس ليلي لمباني جهاز الإشراف. 
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1 مختبر المشروع: /إ13250131601 
1 عاام: 
يجب على المقاوكل أن يقدم ويصوت طوال مدة العقد مختبراً يكون في حالة تشغيلية جيدة مع جميع خدمات 
المرافق العامة والمفروشات والأجهزة والآلات والتركيبات. ويجب أن يكون المختبر والتركيبات والأجهزة 
ملائمة للغرض الذي قدمت من أجله ومعتمدة من قبل المهندسء كما يجب أن يتم تشغيلها من قبل 
المقاول وتحت إشراف المهندس وتوجيهاته. 
كما يجب على المقاول أن يقدم السائقين والفنيين على نفقته بالعدد والنوع اللذين يحددهما المهندس. 
وذلك لتشغيل المختبر وفقاآ لمتطلبات البرنامج الزمني المقترح من المقاول. 

- يكون موقع المختبر مجاوراً لمكتب المهندس أو في مكان يوافق عليه المهندسء ويجب أن يكون بناء 
المختبر كما هو مبين في المخططات. وطبقاً للمقاييس والمواصفات المتعلقة بأعمال الإنشاء. 

تحمل تكاليف جميع المعدات والأدوات والمفروشات والتجهيزات والصيانة اللازمة للمختبر على جميع بنود 
الدفع الأخرى المبينة في جدول الكميات. ولا يدفع إلى المقاول أي مبلغ مستقل لقاء المختبر أو أدواته أو 
معداته أو تجهيزاته أو مفروشاته أو صيانته. 
1 أحهزة الاختبار والمواصفات: 

- على المقاول أن يقدم ويصون المعدات والأدوات والتجهيزات المخبرية اللازمة لإجراء جميع الاختبارات 
القياسية التي تفرضها المواصفات. إن لوائح المعدات المخبرية المحددة والمذكورة في المخططات أو 
المبينة في المواصفات الخاصة إنما يقصد بها مساعدة المقاول؛ ولا ينبغي أن تفسر بأنها لائحة ملزمة أو 
توصية بالشراء من مصدر معين. وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس للموافقة خلال 15 يومآ من توقيع 
العقدء لائحة كاملة بالمعدات والأدوات والتجهيزات التي ينوي أن يقدمها للمختبر. وينبغي أن تتضمن هذه 
اللائحة اسم الصانع والكاتالوجات. 
يجب أن تتيح أجهزة الاختبار وتجهيزات المواد للمختبر تنفيذ الاختبارات القياسية المبينة في دليل التجارب 
والاختبارات الملحق بهذه المواصفات. 
1 تجهيزات المختبر: 
يجب تأمين التجهيزات الدائمة مثل طاولات مخبرية مصنوعة من مواد مقاومة للكحول والأحماض؛ ومجلى 
ستانلس ستيل ذات حوضين. وكذلك تأمين التجهيزات المؤقتة مثل أجهزة الاختبار في الموقع وأجهزة 
الاختبار في المختبر مع تقديم قطع الغيار وإمكانية الإصلاح لجميع المعدات. 
01111 تكييف الهواء: 
يجب أن يكون المختبر مكيفاً بالأسلوب الذي يوافق عليه المهندسء. بحيث لا تزيد درجة الحرارة داخل 
المباني عن 22 درجة مئوية. 
1 ملكية المختبر: 
تؤول ملكية المختبر بعد إنجاز الأعمال بجميع ما فيه من تركيبات وخدمات وأثاث وتجهيزات وأدوات إلى 
المقاول: ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 
+١‏ المرابحع والمقاييس: 
يجب على المقاول أن يوفر في المختبر مجموعة كاملة من المواصفات والمقاييس المعتمدة ذات العلاقة 
في المشروع للرجوع إليها من قبل المهندس 
1 اجحهزة المساحة: غ1ع17مآبان2 لإعيدناك 
- يجب على المقاول أن يقدم ويصون الأجهزة والمعدات, والأدوات الهندسية المساحية وغيرها من 
مستلزمات إنجاز الأعمال المساحية؛ والتجهيزات المذكورة في كود الأعمال المساحية لمشاريع الطرق 
ومنشآتهاء وأن يحافظ عليها في حالة تشغيلية جيدة معتمدة من قبل المهندسء وأن يستبدلها في أي 
وقت يأمر فيه المهندس أثناء تنفيذ العمل. 
كما يجب على المقاول تقديم العدد اللازم من المهندسين والفنيين المساحين ذوي المؤهلات والخبرات 
والكفاءة, وغيرهم من العمال الفنيين حسب مستلزمات العمل. 
- تبقى جميع أجهزة المساحة ملكا للمقاول: ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 
1 الكومبيوترات: 5اع]نام0111© 
يجب على المقاول أن يقدم ويصون ويبقي في حالة تشغيل جيدة أثناء تنفيذ العمل كومبيوتراً واحداً على 
الأقل؛ مع الملحقات المتوافقة معه بالمواصفات الكافية لتشغيل البرامج التي يقدمها المقاول. 
1 ببرامج الكومبيوتر: 
يجب على المقاول أن يزود الإدارة والمهندس بنسخ من برامج الكومبيوتر ممائلة لمجموعة البرامج الجاهزة 
المستعملة من قبله. وتخضع مجموعات برامج الكومبيوتر الجاهزة التي يراد تقديمها لموافقة المهندس. 
ويجب على المقاول تقديم مجموعات البرامج الجاهزة اللازمة لتنفيذ العمليات التالية: 
معالجة النصوص. 
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عاك انعد ديدوالكتموف: 

- برمجة المشاريع وتخصيص الموارد. 

- حساب الكميات. 

012.1 .3 أحهزة الكومبيوترات: 

يجب أن يكون جهاز الكومبيوتر المقدم قادراً على تشغيل جميع البرامج المقدمة بسرعة معالجة مقبولة. 
ويكون من أحدث الأجهزة المتوفرة في السوق المحلية عند بدء المشروع وبشكل معتمد من المهندس. 
ويزود بجميع الملحقات إضافة إلى طابعة ليزرية. 

1 المودم: 

فيدر :الفعاول الم وده نوع ملكت [للاوفقة: لورظ الك تكيوينالمستفمل مين قبلة بالكوماترودرات الفاقدة إل 
العونتدهوروا زازه مجحب على الفعادك تقذ هر العدو ترات الهدؤاففه مع الأ جويرة العم تحملة في قله 
القندس .وال قارف والعمل فتى :توقير حظ هفانك تخصصن لاس دام وحدة العودمر العى نع الاتصالن من 
خلالها بمكتب المهندس. 

وتبقى جميع الكومبيوترات والأجهزة الملحقة بها وجميع البرامج الجاهزة ملكآ للمقاول: ما لم ينص العقد 
على خلاف ذلك. 
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